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1.  Antecedentes 

El  Proyecto  de  la  Primera  Linea  del  Metro  para  Bogota  (en  adelante  el  “Proyecto”  o “PLMB”),  es  de 
interes  del  Gobierno  Nacional  desde  su  consagracion  en  el  documento  Conpes  3677  de  2010  “de 
movilidad  integral  para  la  Region  Capital  Bogota-  Cundinamarca ”,  el  cual  describe  la  polftica  de  la 
Nacion  para  participar  en  el  desarrollo  integral  de  la  movilidad  de  la  Region  Capital  Bogota  - 
Cundinamarca,  “[...]  a traves  de  la  financiacion  de  los  proyectos  en  el  que  revisan  las 
propuestas  para  el  Sistema  Integrado  de  Transporte  Publico-  SITP,  Transmilenio,  Primera  Linea  del 
Metro  de  Bogota  y Tren  de  Cercanfas  para  Bogota  y la  Sabana. 

En  virtud  de  lo  anterior,  el  Distrito  Capital  suscribio  el  contrato  IDU-849-201 3,  cuyo  objeto  es  la 
realizacion  de  los  Estudios  y Disenos  de  Ingenierfa  Basica  Avanzada  de  la  Primera  Linea  del  Metro 
de  Bogota  D.C.  (los  “Disenos”),  los  cuales  concluyeron  en  el  mes  de  marzo  de  2015.  La  empresa 
consultora  responsable  de  estos  estudios  es  el  Consorcio  CL1  (compuesto  por  dos  empresas 
espanolas  y una  colombiana  IDOM,  Euroestudios  y Cano  & Jimenez,  respectivamente). 

Con  el  apoyo  del  Banco  Mundial  y del  BID,  la  Nacion  (el  Ministerio  de  Hacienda  y Credito  Publico,  el 
Departamento  Nacional  de  Planeacion  y el  Ministerio  de  Transporte)  identificaron  cinco  actividades 
determinantes  para  avanzar  en  la  PMLB:  1.  Gerencia  del  Proyecto;  2.  Arquitectura  Institucional;  3. 
Estudios  Tecnicos  del  Proyecto;  4.  Estructuracion  Integral;  y,  5.  Sostenibilidad  de  la  movilidad  para 
Bogota. 

Justamente  para  la  ejecucion  de  la  cuarta  actividad  de  las  cinco  acabadas  de  senalar 
(“Estructuracion  Integral”),  se  acordo  entre  la  Nacion  y el  Distrito  Capital  encargar  a la  FINANCIERA 
DE  DESARROLLO  NACIONAL  S.  A.  - FDN  (“FDN”),  el  desarrollo  de  esta  gestion. 

Fue  asf  como  el  26  de  diciembre  de  2014,  se  suscribio  el  Convenio  Interadministrativo  1880,  entre 
el  INSTITUTO  DE  DESARROLLO  URBANO  - IDU  y la  FDN,  con  el  objeto  de  “Aunar  esfuerzos  para 
el  desarrollo  de  las  actividades  relacionadas  con  la  estructuracion  integral  del  proyecto  Primera  Linea 
del  Metro  de  Bogota”  en  dos  fases,  a saber: 

Fase  1 : Diseno  de  la  transaccion:  Consistente  en  adelantar  la  conceptualizacion  del  esquema 

mas  eficiente  para  la  financiacion  del  proyecto,  de  modo  que  se  identifiquen  fuentes  de 
financiacion  viables  para  el  Proyecto,  y se  determinen  mecanismos  y condiciones  a 
traves  de  los  cuales  se  accedera  a estos  recursos.  Asimismo,  se  realizo  un  estudio  de 
ingenierfa  de  valor  elaborado  por  la  empresa  SENER,  en  el  cual  se  identificaron 
aspectos  del  diseno  original  que  podrfan  ser  susceptibles  de  optimizarse  para  reducir  el 
costo  del  Proyecto. 

Fase  2:  Estructuracion  Integral:  A partir  del  modelo  de  transaccion  seleccionado  en  la  Fase  1, 

se  desarrollaran  un  conjunto  de  actividades  y estudios  que  permitiran  consolidar  los 
estudios  tecnicos  y contar  con  las  bases  jurfdicas  y financieras  para  lograr  la  vinculacion 
de  inversionistas  publicos  y/o  privados.  De  igual  manera  durante  esta  fase  se 
acompanara  las  actividades  de  promocion  y procesos  de  seleccion  y contratacion  que 
se  requieran  para  lograr  tanto  la  financiacion  como  ejecucion  del  Proyecto  Metro  de 
Bogota. 

Con  el  fin  de  optimizar  el  diseno  original  de  la  Primera  Linea  del  Metro  de  Bogota  - PLMB  , en  el 
sentido  de:  i)  maximizar  las  ideas  surgidas  durante  el  proceso  de  Ingenierfa  de  Valor  realizado  por 
la  FDN  en  el  primer  semestre  del  ano  2015,  ii)  considerar  la  devaluacion  que  ha  sufrido  la  moneda 
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local  frente  al  dolar  americano,  que  ha  causado  un  aumento  en  el  costo  del  Proyecto  y iii)  introducir 
ajustes  al  diseno  original  como  parte  del  mandato  ciudadano  del  Alcalde,  la  FDN  y sus  mandantes 
consideran  necesaria  la  contratacion  de  una  serie  de  estudios  y analisis  que  resulten  en  la  apertura 
de  la  licitacion  del  Tramo  1 de  la  PLMB  en  el  menor  tiempo  posible. 

Adicionalmente,  la  nueva  administracion  de  la  ciudad,  ha  planteado  en  su  programa  de  gobierno,  la 
ejecucion  de  la  primera  Ifnea  del  metro,  mas  economica,  complementada  con  la  construccion  de 
nuevas  troncales  de  Transmilenio,  y la  mejora  y extension  de  algunas  troncales  existentes.  Los 
beneficios  que  la  nueva  administracion  espera  generar  con  esta  estrategia,  se  veran  reflejados  en 
una  mejora  del  Sistema  de  Transpose  Masivo  de  la  ciudad,  movilizando  un  mayor  numero  de 
pasajeros,  con  mayor  calidad,  pero  sin  exceder  las  restricciones  fiscales  de  la  Nacion  y el  Distrito, 
para  financiar  esta  nueva  oferta  de  infraestructura. 

En  virtud  de  los  mencionados  acontecimientos,  el  28  de  enero  de  201 6 se  suscribio  un  otrosf  N ° 02 
al  Convenio  Interadministrativo  N°1880,  con  el  cual  se  amplio  el  alcance  de  la  Fase  2,  incorporando 
a esta  la  realizacion  de  los  estudios  necesarios  para  optimizar  los  disenos  de  la  PLMB,  analizar  su 
ejecucion  por  tramos  y efectuar  los  ajustes  a los  disenos  de  la  Ingenierfa  Basica  Avanzada  que, 
conjuntamente  con  la  estructuracion  integral  del  proyecto,  conduzcan  a la  apertura  de  la  licitacion 
para  la  construccion  del  T ramo  1 de  la  PLMB.  De  esta  manera  la  Fase  2 del  Convenio  N 0 1 880  quedo 
conformado  por  los  siguientes  tres  componentes: 

i.  Estudio  para  optimizar  el  diseno  de  la  PLMB  y analizar  alternativas  de  ejecucion  por 
tramos:  tienen  por  objeto  validar  las  optimizaciones  sugeridas  durante  el  proceso  de  Ingenierfa 
de  Valor  al  diseno  original  que  pueden  resultar  en  mayores  eficiencias  en  el  proyecto  constructivo, 
y por  lo  tanto  en  el  costo  del  mismo,  asf  como  analizar  las  alternativas  de  ejecucion  por  tramos  y 
posibles  variantes  y extensiones,  al  trazado  de  la  PLMB  en  el  tramo  del  Centro  al  Norte  de  la 
ciudad. 

ii.  Ajustes  a los  disenos  de  Ingenieria  Basica  Avanzada  - T ramo  1 : Comprende  el  desarrollo  de 
los  estudios  de  ingenierfa,  arquitectura,  paisajismo,  operacionales  y funcionales  para  la  tipologfa 
de  un  metro  elevado  en  un  segmento  del  Tramo  1,  entre  el  Portal  de  las  Americas  y la  estacion 
de  El  Rosario,  la  posible  eliminacion  de  estaciones  a lo  largo  del  trazado,  y la  transicion  de 
elevado  a subterraneo,  a fin  de  contar  con  documentos  tecnicos,  que  permitan  adelantar  el 
proceso  licitatorio  del  primer  tramo. 

iii.  Estructuracion  integral  del  Proyecto  - Tramo  1:  como  su  nombre  lo  indica,  tiene  por  objeto 
realizar  la  estructuracion  tecnica,  legal  y financiera  del  proyecto  para  la  construccion,  operacion 
y mantenimiento  del  Tramo  1 de  la  Primera  Lfnea  del  Metro  para  Bogota  - PLMB,  bajo  la 
coordinacion  de  la  FDN. 


En  relacion  con  el  componente  i)  “Estudio  para  optimizar  el  diseno  de  la  PLMB  y analizar  alternativas 
de  ejecucion  por  tramos”,  la  FDN  celebro  tres  contratos  de  consultorfa,  actualmente  en  ejecucion, 
cuyas  empresas  consultoras  y objeto  son: 

• Contrato  N 02  de  201 6 

Consultor:  SYSTRA 

Objeto  de  la  consultorfa:  Elaboracion  de  un  estudio  que  compare  alternativas  de  ejecucion  por 
tramos  y tipologfas  de  la  PLMB,  identificando  y cuantificando  ahorros  que  optimicen  el  beneficio, 
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teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  presupuestal  para  la  inversion  y los  costos  de  operacion 
durante  el  ciclo  de  vida  del  proyecto. 

Plazo:  Cinco  (5)  meses,  contados  a partir  del  15  de  abril  de  2016. 


• Contrato  N°  004  de  2016. 

Consultor:  CONSULTORIA  COLOMBIANA  S.A  - CONCOL. 

Objeto  de  la  consultoria:  Estudio  de  alternativas,  a nivel  de  perfil  preliminar,  para  la  optimizacion 
de  la  localizacion  de  los  patios  y talleres  de  la  PLMB. 

Plazo:  Cuarenta  y cinco  (45)  dias  calendario,  contados  a partir  del  21  de  julio  de  201 6. 


• Contrato  No.  003  de  2016. 

Consultor:  AYESA  ARQUITECTURA  E INGENIERIA  SAU. 

Objeto  de  la  consultoria:  Determinar  el  alcance  y las  especificaciones  tecnicas  para  que  la  FDN 
efectue  el  proceso  de  seleccion  para  la  contratacion  de  un  Consultor  quien  sera  el  encargado  de 
adelantar  los  ajustes  de  diseno  del  primer  tramo  del  proyecto.  De  manera  complementaria  el 
contratista  tambien  debera  prestar  acompanamiento  a la  FDN  durante  el  proceso  de  seleccion 
de  tal  consultor. 

Plazo:  Noventa  (90)  dias  calendario,  contados  a partir  del  23  de  junio  de  201 6. 


Los  presentes  Terminos  de  Referenda  estan  referidos  al  desarrollo  de  los  componentes  ii)  y iii)  que 
deberan  ser  desarrollados  por  el  Estructurador  Tecnico,  segun  se  establece  en  este  documento  y 
sus  anexos. 

2.  Objeto  de  la  manifestacion  de  interes 

La  presente  manifestacion  de  interes  tiene  por  objeto  establecer  una  lista  corta  de  interesados  que, 
por  cumplir  con  los  requisitos  minimos  habilitantes  exigidos,  podran  ser  invitados  a participar  en  el 
futuro  concurso  de  meritos  para  la  “ESTRUCTURACION  TECNICA  DEL  TRAMO  1 DE  LA  PRIMERA 
LINEA  DEL  METRO  DE  BOGOTA”  (en  adelante  el  “Estructurador”  o “Estructurador  Tecnico”),  dentro 
del  tiempo  de  vigencia  de  la  lista. 

La  lista  de  precalificados  tendra  una  vigencia  de  tres  (3)  meses  a partir  de  su  conformacion,  sin 
perjuicio  de  que  tal  plazo  sea  extendido  hasta  en  otro  tanto  por  la  FDN  de  manera  previa  a su 
vencimiento. 

3.  Alcance  de  la  consultoria. 

El  alcance  de  esta  consultoria  tendra  tres  grandes  grupos  de  actividades,  cuyo  alcance  se  indica  a 
continuacion.  Este  alcance  podra  ser  ajustado  una  vez  conocidos  los  resultados  de  las  consultorias 
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que  la  FDN  Neva  a cabo  a traves  de  las  firmas  SYSTRA,  CONCOL  y AYESA,  cuyo  alcance  se 
menciono  en  el  numeral  1 de  este  documento. 


3.1  ELABORACION  DE  LOS  DISENOS  DEL  PRIMER  TRAMO  DE  LA  PLMB. 

Las  principales  actividades  que  desarrollara  el  Estructurador  Tecnico  en  esta  parte  de  la 

consultorfa  son: 

a.  Evaluacion  de  la  informacion  de  campo  levantada  y procesada  durante  el  desarrollo  de  la 
consultorfa  denominada  Ingenierfa  Basica  Avanzada  (IBA)  del  proyecto  original  de  la  PLMB 
en  lo  concerniente  a topograffa,  geotecnia  y redes  de  servicios  publicos  existentes. 

A partir  de  la  evaluacion  de  la  informacion  de  campo  realizado  durante  la  Ingenierfa  Basica 
Avanzada  realizada  por  el  Consorcio  LI  y las  conclusiones  de  la  consultorfa  de  SYSTRA,  el 
Estructurador  Tecnico  debera  determinar  los  trabajos  de  campo  adicionales  que 
complementen  y/o  actualicen  la  informacion  basica  para  adelantar  sus  actividades  de  diseno 
a nivel  de  fase  2 de  ingenierfa1,  del  tramo  1 de  la  PLMB.  Para  el  efecto  debera  elaborar  un 
plan  de  trabajo  detallado  y cuantificado  de  la  investigacion  de  campo  adicional,  la 
metodologfa  para  el  procesamiento  de  la  informacion  y la  elaboracion  de  informes  finales, 
presentacion  final  de  los  datos  y determinacion  de  los  criterios  que  serviran  de  base  para 
sus  disenos. 

b.  Elaborar  los  disenos  a nivel  de  fase  2 de  ingenierfa,  de  la  infraestructura  de  las  obras  civiles 
del  sistema  en  aquellos  componentes  nuevos  (respecto  a los  desarrollados  en  la  IBA), 
resultantes  de  la  consultorfa  para  la  optimizacion  de  la  PLMB  a cargo  de  SYSTRA.  De 
manera  preliminar,  sujeto  a las  conclusiones  que  se  deriven  de  la  consultorfa  de  SYSTRA, 
los  disenos  comprenderan,  entre  otros:  viaducto,  estaciones  elevadas,  relocalizacion  de 
redes  de  servicios,  urbanismo,  y en  general  todas  las  obras  civiles  requeridas  a lo  largo  del 
corredor. 

c.  Llevar  a cabo  el  proceso  de  la  optimizacion  y/o  complementacion  y/o  ajustes  de  la  ingenierfa 
del  primer  tramo  de  la  PLMB  en  lo  concerniente  a los  sistemas  y subsistemas  ferroviarios 
(entre  otros:  sistema  de  comunicaciones,  suministro  electrico,  via  permanente,  senalizacion 
y control  de  trenes,  gestion  RAMS,  material  rodante  y equipos  auxiliares,  patio  taller,  PCC, 
la  planificacion  de  la  futura  operacion,  y en  general  todos  los  elementos  que  componen  el 
sistema  metro.  Para  el  efecto  deberan  tomarse,  como  punto  de  partida,  los  lineamientos  y 
criterios  definidos  por  las  consultorfas  anteriores  (CL1 , SYSTRA  y Consultorfa  Colombiana). 

d.  Elaboracion  de  nuevas  especificaciones  tecnicas,  actualizacion  y ajustes  de  las  elaboradas 
en  la  IBA,  segun  el  caso,  para  incluir  dentro  de  la  documentacion  tecnica  de  los  pliegos  de 
licitacion. 

e.  Elaboracion  de  los  estudios  socio  ambientales  del  primer  tramo  de  la  PLMB,  considerando 
su  nueva  configuracion. 

f.  Definicion  de  la  Ifnea  de  reserva  y la  identificacion  predial,  de  acuerdo  con  la  nueva 
configuracion  del  proyecto,  las  cuales  serviran  de  insumo  al  IDU  para  la  estimacion  del  valor 
de  los  predios. 


1 Aunque  a la  fecha  se  tiene  previsto  un  nivel  de  Fase  2 de  ingenierfa,  la  definicion  final  del  nivel  de  ingenierfa 
se  tomara  antes  de  hacer  la  solicitud  de  propuesta  para  estos  estudios. 
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g.  Estimacion  actualizada  y detallada  del  CAPEX  y OPEX,  correspondientes  al  tramo  1 de  la 
PLMB. 

h.  Definicion  del  programa  detallado  de  obra  para  el  tramo  1 de  la  PLMB,  que  incluya  la 
ingenieria  de  detalle,  construccion  de  la  obra  civil,  fabricacion  y montajes,  pruebas,  puesta 
en  marcha  del  sistema,  incluyendo  los  tiempos  de  aprobacion,  tramites  y permisos  ante  las 
diferentes  entidades  del  orden  distrital  y nacional.  Asi  mismo  la  elaboracion  del  flujo  de 
inversiones  asociado  a este  programa  de  obra. 

3.2  ELABORACION  DE  LOS  DISENOS  DE  TRONCALES  DE  TRANSMILENIO  ASOCIADAS  AL 

TRAMO  1 DE  LA  PLMB. 

Las  principales  actividades  que  desarrollara  el  Estructurador  Tecnico  en  esta  parte  de  la 

consultorfa  son: 

a.  Elaboracion  de  los  disenos,  a nivel  de  Fase  2 de  ingenieria2,  de  los  diferentes  componentes 
de  las  troncales  de  Transmilenio  en  los  trayectos  de  interferencia  directa  al(los)  corredor(es) 
de  la  PLMB  en  su  primer  tramo,  incluyendo,  entre  otros:  levantamiento  de  informacion  de 
campo,  trazado,  diseno  de  la  estructura  de  via,  estaciones,  redes  de  servicios  publicos, 
diseno  de  espacio  publico  y estudios  ambientales. 

b.  Disenos  de  obras  para  la  integracion  de  las  estaciones  del  tramo  1 de  la  PLMB  y el  BRT. 

c.  Elaboracion  de  especificaciones  tecnicas  para  incluir  en  los  documentos  de  licitacion. 

d.  Elaboracion  de  los  estudios  socios  ambientales,  coordinados  con  los  correspondientes  al 
tramo  1 de  la  PLMB. 

e.  Estimacion  actualizada  y detallada  del  CAPEX  y OPEX  de  infraestructura,  correspondientes 
a las  troncales  disenadas. 

i.  Definicion  del  programa  detallado  de  obra,  considerando  una  posible  construccion 
simultanea  con  el  tramo  1 de  la  PLMB,  para  las  troncales  a incluir  en  el  contrato  de  obra  del 
primer  tramo  de  la  PLMB,  incluyendo  los  tiempos  de  aprobaciones,  tramites  y permisos 
previos  a su  inicio.  Asi  mismo  la  elaboracion  del  flujo  de  inversiones  asociado  a este 
programa  de  obra. 


3.3  ESTRUCTURACION  TECNICA 

Los  trabajos  del  Estructurador  Tecnico,  en  esta  parte  de  la  consultorfa,  aplicables  al  Tramo  1 de 
la  PLMB  y los  trayectos  de  interferencia  directa  de  dicho  tramo  con  las  troncales  de  T ransmilenio, 
comprenden  las  siguientes  actividades: 


a.  El  estudio,  analisis  y comprension  de  los  estudios  realizados  hasta  el  momento  por  las 
consultorfas  contratadas  desde  el  ano  2009,  los  cuales  incluyen  estudios  tecnicos, 
economicos  y financieros,  ambientales,  gestion  social,  atencion  al  ciudadano  y participacion, 


2 Aunque  a la  fecha  se  tiene  previsto  un  nivel  de  Fase  2 de  ingenieria,  la  definicion  final  del  nivel  de  ingenieria 
se  tomara  antes  de  hacer  la  solicitud  de  propuesta  para  estos  estudios. 
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y legales,  incluyendo  los  resultados  de  la  Fase  1 de  la  estructuracion  desarrollados  por  la 
FDN. 

b.  El  estudio,  analisis,  ajuste  y complementacion  del  analisis  de  riesgos,  contemplando  lo 
realizado  en  la  Fase  1 del  proceso  de  estructuracion  llevada  a cabo  por  la  FDN.  Esta 
actividad  se  desarrollara  en  conjunto  con  los  estructuradores  legal  y financiero  que  contrate 
la  FDN. 

c.  El  analisis  de  las  conclusiones  y recomendaciones  de  los  estudios  con  respecto  al  diseno 
de  la  transaccion,  llevado  a cabo  por  la  FDN  en  la  Fase  1 . 

d.  Definicion  del  tipo  y cantidad  de  contratos  de  obra,  asi  como  de  interventoria  y auscultacion, 
de  acuerdo  con  los  analisis  de  la  Fase  1 desarrollados  por  la  FDN  y con  los  analisis  que  se 
realicen  como  parte  del  presente  alcance.  Esta  actividad  se  desarrollara  en  conjunto  con  los 
estructuradores  legal  y financiero  que  contrate  la  FDN. 

e.  Elaboracion  de  los  estudios  tecnicos  previos  requeridos  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente 
(articulo  20  del  Decreto  1510  de  2013),  para  adelantar  los  procesos  de  contratacion  del 
tramo  1 de  la  PLMB  en  los  diferentes  componentes  del  proyecto. 

f.  Preparacion  del  contenido  tecnico  de  los  pre  pliegos  y pliegos  de  condiciones  del  Tramo  1 
de  la  PLMB  para  la  seleccion  de: 

• Contratista(s)  de  la  obra  civil,  suministro,  montajes  y pruebas  de  equipos  e 
instalaciones,  material  rodante,  capacitacion  y puesta  en  marcha  del  sistema,  asi 
como  los  procedimientos  de  elaboracion  de  los  estudios  y disenos  de  la  ingenierfa 
de  detalle.  Se  incluyen  los  trayectos  de  interferencia  directa  del  T ramo  1 de  la  PLMB 
con  las  troncales  de  Transmilenio.. 

• Interventorfa(s)  de  los  diferentes  contratos  de  la  etapa  de  inversion. 

• Auscultacion  durante  la  fase  de  construccion. 

g.  Participacion  en  la  promocion  de  las  licitaciones  y/o  concursos,  ademas  del 
acompanamiento  durante  la  seleccion  hasta  la  firma  de  los  contratos  que  se  deriven  de  estos 
procesos. 

h.  En  general,  las  actividades  a realizar  durante  la  fase  de  estructuracion  del  proyecto  deberan 
desarrollarse  en  forma  armonica  y coordinada  con  los  estructuradores  legal  y financiero,  que 
contratara  la  FDN,  para  desarrollar  la  estructuracion  integral  del  proyecto. 

4.  Cronograma  del  proceso 

El  siguiente  es  el  cronograma  establecido  para  la  presente  invitacion  de  la  manifestacion  de  interes: 


ACTIVIDAD 

FECHA 

Publicacion  Invitacion 

02  de  agosto  de  2016 
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Reunion  de  presentacion  del  alcance  de  la 
consultorta  (Participacion  opcional) 

08  de  agosto  a las  2:30  pm  - oficinas 
FDN. 

Fecha  limite  para  presentar  la  manifestacion  de 
interes 

1 6 de  Agosto  de  201 6,  1 1 :00  am 

Verificacion  de  los  requisitos  habilitantes  minimos 
y tiempo  para  subsanar  aclaraciones 

Del  16  al  23  de  agosto  de  2016 

Publicacion  del  informe  de  verificacion  de  los 
requisitos  habilitantes 

24  de  Agosto  de  2016 

Observaciones  de  los  interesados  al  informe  de 
verificacion  de  los  requisitos  habilitantes 

24  de  Agosto  al  29  de  Agosto  de  201 6 

Validacion  Comite  Tecnico  FDN-IDU  a la  lista 
corta 

01  de  septiembre  de  2016 

Informe  final  e integracion  de  la  Lista  Corta 

02  de  septiembre  de  201 6 

5.  Lugar  de  entrega  de  las  manifestaciones  de  interes 

Las  manifestaciones  de  interes  se  presentaran  y recibiran  en  la  ventanilla  de  correspondencia  de  la 
FDN,  en  la  Carrera  7 No.  71  - 52  Torre  B Piso  6,  de  Bogota,  D.  C,  hasta  el  dfa  y hora  senalados  en 
el  cronograma  indicado  en  el  Numeral  4 de  la  presente  invitacion. 

Las  manifestaciones  de  interes,  junto  con  la  documentacion  senalada  en  la  presente  Invitacion, 
deberan  ser  presentadas  en  medio  ftsico  y magnetico,  en  formato  Word  o Excel  o PDF,  en  la 
direccion  ffsica  indicada  anteriormente  (personalmente  o por  correo  certificado).  Las  manifestaciones 
de  interes  que  se  envfen  por  correo  certificado  seran  tenidas  en  cuenta  siempre  que  hayan  sido 
enviadas  a mas  tardar  en  la  fecha  y hora  limite  fijadas  en  el  anterior  cronograma  para  presentar  la 
manifestacion  de  interes  y sin  perjuicio  de  que,  ademas,  hayan  sido  oportunamente  remitidas  por 
medio  magnetico.  En  caso  de  inconsistencia,  prevalecera  la  informacion  presentada  en  medio  ftsico, 
sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  subsanar  contemplada  en  la  presente  invitacion. 

6.  Requisitos  minimos  habilitantes  para  presentar  las  manifestaciones  de 
interes 

Los  requisitos  habilitantes  para  la  conformacion  de  la  Lista  Corta  que  se  describen  a continuacion 
deberan  ser  satisfechos  en  su  totalidad.  Las  firmas  interesadas  deberan  proporcionar  la  informacion 
mencionada  en  esta  invitacion,  de  manera  que  evidencien  que  estan  calificadas  para  suministrar  los 
servicios  requeridos,  segun  los  requisitos  que  se  exigen  a continuacion  en  los  aspectos  legales, 
financieros  y tecnicos.  Asimismo,  las  firmas  podran  proveer  a la  FDN  informacion  adicional  de  la 
experiencia  de  la  empresa  que  permita  tener  mayor  informacion  a la  entidad. 

La  verificacion  de  estos  requisitos  determinara  si  la  manifestacion  de  interes  cumple  o no  cumple. 
La  FDN  se  reserva  el  derecho  de  verificar  la  informacion  que  suministren  los  interesados.  Si  se 
advierten  discrepancias  significativas,  a criterio  de  la  FDN,  entre  la  informacion  suministrada  y lo 
establecido  por  la  FDN,  la  manifestacion  de  interes  podra  no  ser  tenida  en  cuenta.  En  tal  virtud  la 
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FDN  podra  solicitar  las  aclaraciones  que  considere  pertinentes,  y el  interesado  debera  presentarlas 
en  el  termino  establecido  por  la  FDN  para  allegarlas  segun  el  cronograma  antes  mencionado,  so 
pena  de  rechazo  de  la  manifestacion  de  interes. 

Todos  los  documentos  otorgados  o expedidos  en  el  exterior  en  idioma  diferente  al  Castellano, 
deberan  presentarse  con  una  traduccion  simple. 

6.1 . Aspectos  Legales 

s Carta  de  presentacion 

Los  interesados  deberan  ser  personas  juridicas  o estructuras  plurales  de  personas  juridicas, 
cuyo  objeto  permita  la  prestacion  de  servicios  de  ingenieria  de  consulta.  Para  el  efecto, 
deben  manifestar  su  interes  a traves  del  diligenciamiento  del  Formulario  1 Mdl  - FDN  de  la 
convocatoria.  El  formulario  debe  ser  firmado  por  el  representante  legal  o la  persona 
designada  para  representarlo  en  caso  de  tener  la  intencion  de  conformar  consorcio  o union 
temporal,  o el  apoderado  debidamente  constituido. 

Junto  con  la  carta  de  presentacion  de  la  manifestacion  de  interes,  se  debe  aportar  copia  del 
documento  de  identificacion  de  quien  suscriba  dicha  Carta  de  presentacion.  En  caso  de 
manifestaciones  de  interes  presentadas  bajo  la  intencion  de  conformar  una  estructura  plural, 
se  debera  presentar  la  copia  del  documento  de  identificacion  de  cada  uno  de  sus  integrantes. 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Art.  11  de  la  Ley  842  de  2003,  en  el  caso  que  el 
objeto  de  la  convocatoria  involucre  el  ejercicio  de  la  ingenieria  o sus  profesiones  afines,  la 
carta  de  presentacion  de  la  manifestacion  de  interes  debera  estar  suscrita  o abonada  por  un 
ingeniero.  Para  demostrar  la  calidad  de  ingeniero  de  la  persona  que  suscribe  o abona  la 
carta  de  presentacion  de  la  manifestacion  de  interes  se  debera  incluir  copia  del  documento 
que  acredita  la  inscripcion  o registro  profesional  ante  el  COPNIA  (CONSEJO 
PROFESIONAL  NACIONAL  DE  INGENIERIA). 

Los  interesados  que  hayan  presentado  manifestaciones  de  interes  a tftulo  individual  y sean 
seleccionados  para  integrar  la  lista  corta,  podran  conformar  estructuras  plurales  entre  si  para 
la  fase  de  seleccion  de  este  proceso. 

■s  Certificado  de  Existencia  y Representacion  Legal  y/o  Documento  Legal  idoneo 

Para  las  personas  juridicas  se  debera  allegar  el  certificado  de  existencia  y representacion 
legal  vigente  o su  equivalente  en  el  pais  de  origen  expedido  con  no  mas  de  treinta  (30)  dias 
de  antelacion  a la  fecha  de  presentacion  de  las  manifestaciones  de  interes,  donde  conste 
quien  ejerce  la  representacion  legal  y cuales  son  sus  facultades,  la  duracion  de  la  sociedad 
y el  objeto  social,  que  debera  permitir  la  suscripcion  y ejecucion  del  contrato  que  resulte  de 
la  presente  convocatoria.  Tratandose  de  personas  juridicas  que  no  esten  obligadas  a dicho 
registro,  deberan  allegar  el  documento  que  haga  sus  veces. 

Para  la  presentacion  de  la  manifestacion  de  interes  de  empresas  domiciliadas  en  el 
extranjero  o cuya  manifestacion  de  interes  se  presente  a nombre  de  una  sucursal  en  el 
extranjero,  el  certificado  a que  hace  referencia  este  literal  debera  haber  expedido  con  no 
mas  de  noventa  (90)  dias  de  antelacion  a la  fecha  de  presentacion  de  las  manifestaciones 
de  interes.  Sin  embargo,  para  la  firma  del  contrato  el  adjudicatario  debera  entregar  el 
certificado  con  no  mas  de  treinta  (30)  dias  de  expedicion. 
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Si  el  representante  legal  tiene  limitadas  las  facultades  para  comprometer  a la  persona  que 
representa,  debe  allegar  con  la  manifestacion  de  interes  la  autorizacion  del  organo  de  la 
sociedad  que  tenga  esa  funcion,  impartida  antes  de  la  presentacion  de  la  misma. 

Si  la  manifestacion  se  presenta  a nombre  de  una  sucursal,  se  deberan  anexar  los  certificados 
de  existencia  y representacion  legal  de  la  sucursal  y de  la  principal. 

En  caso  de  manifestaciones  de  interes  presentadas  bajo  la  intencion  de  conformar  una 
estructura  plural,  cada  uno  de  los  integrantes  del  interesado  debera  cumplir  con  este 
requisito. 

s Verificacion  de  antecedentes. 

La  FDN  se  reserva  el  derecho  de  verificar  si  el  oferente  o cualquiera  de  los  integrantes  del 
consorcio  o union  temporal,  incluidos  los  socios  de  las  compamas,  se  encuentra  reportado 
en  el  Sistema  de  Administracion  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y de  la  Financiacion  del 
Terrorismo  (SARLAFT),  o en  el  Sistema  de  Informacion  de  Registro  de  Sanciones  y Causas 
de  Inhabilidad  (SI Rl)  de  la  Procuradurfa  General  de  la  Nacion,  o en  los  penales  de  la  Policia 
Nacional.  En  caso  que  el  interesado  o alguno  de  los  integrantes  del  Consorcio  o Union 
Temporal  se  encuentren  reportados  en  alguna  de  estas  bases  de  datos  no  sera  tenido  en 
cuenta  en  la  presente  convocatoria. 

La  FDN  se  reserva  igualmente  el  derecho  de  verificar  si  el  oferente  o cualquiera  de  los 
integrantes  del  consorcio  o union  temporal,  se  encuentra  reportado  en  el  ultimo  boletfn  de 
responsables  fiscales  de  la  Contralorfa  General  de  la  Republica.  En  caso  que  el  interesado 
o alguno  de  los  integrantes  del  Consorcio  o Union  Temporal  se  encuentren  reportados  en 
dicho  boletfn  no  sera  tenido  en  cuenta  en  la  presente  convocatoria,  salvo  que  acredite  que 
tiene  un  acuerdo  de  pago  vigente  al  que  le  este  dando  cumplimiento. 

6.2.  Aspectos  Financieros 

El  interesado  debera  demostrar  el  cumplimiento  de  los  indicadores  financieros  que  se 
establecen  a continuacion  para  el  ultimo  aho  fiscal  auditado  y/o  aprobado  que  se  tenga.  Para 
tal  fin,  el  oferente  debera  incluir  en  su  manifestacion  de  interes: 

a)  Certificacion  suscrita  por  el  revisor  fiscal,  o por  su  equivalente  en  el  caso  de  sociedades 
domiciliadas  en  el  extranjero,  en  la  que  se  definan  los  indicadores  financieros  siguientes, 
desagregando  los  componentes  que  han  sido  utilizados  para  el  calculo  de  cada  indicador. 

b)  Adicionalmente,  con  el  objeto  de  corroborar  la  situacion  economica  financiera  del  interesado, 
adjunto  a la  manifestacion  de  interes  y como  componente  integral  de  la  misma,  debera 
allegar  los  estados  financieros  de  cada  una  de  las  personas  que  participen  en  el  proceso  de 
seleccion  derivado  de  los  presentes  Terminos.  En  cualquier  caso  los  estados  financieros 
estaran  compuestos  por:  balance  general,  estado  de  resultados,  estado  de  cambios  en  el 
patrimonio  y notas  a los  mismos.  Los  estados  financieros  deberan  presentarse  firmados  por 
representante  legal  y revisor  fiscal  en  caso  de  ser  aplicable,  o en  caso  contrario  por  el 
representante  legal  y contador. 

c)  Los  indicadores  financieros  solicitados  en  los  presentes  Terminos  de  Referencia  seran 
calculados  para  la  ultima  vigencia  contable  con  los  datos  correspondientes  al  respectivo 
periodo  anual. 
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d)  Los  indicadores  financieros  de  un  extranjero  presentados  en  cualquier  divisa  deberan  ser 
convertidos  a Pesos  Colombianos,  utilizando  la  tasa  de  cambio  oficial  para  la  fecha 
correspondiente  al  dia  exacto  de  cierre  contable  respectivo,  publicada  por  el  Banco  de  la 
Republica  de  Colombia. 

Indice  de  Liquidez  (IL). 

El  interesado  debera  acreditar  que  cuenta  con  un  Indice  de  Liquidez  igual  o mayor  a 1 ,3. 

IL  = AC  / PC  > 1,3 

Donde, 

IL  = Indice  de  liquidez 
AC  = Activo  corriente 
PC  = Pasivo  corriente 

Si  IL  es  mayor  o igual  a 1 ,3,  el  Interesado  Cumple 
SI  IL  es  menor  a 1 ,3,  el  Interesado  No  Cumple 

En  el  caso  de  estructuras  plurales,  se  debera  sumar  el  Activo  Corriente  de  las  empresas  que 
la  conforman,  y luego  dividirlo  por  la  suma  del  Pasivo  Corriente  de  las  empresas  que  la 
conforman. 

Nivel  de  Endeudamiento 

El  interesado  debera  acreditar  que  cuenta  con  un  Nivel  de  Endeudamiento  menor  o igual  al 
75%. 

E = PT/AT<  75% 

Donde, 

E = Nivel  de  Endeudamiento 
PT  = Pasivo  Total 
AT  = Activo  T otal 

Si  E es  menor  o igual  a 75%,  el  Interesado  Cumple 
SI  E es  mayor  a 75%,  el  Interesado  No  Cumple 

En  el  caso  de  estructuras  plurales,  se  debera  sumar  el  Pasivo  Total  de  las  empresas  que  la 
conforman,  y luego  dividirlo  por  la  suma  del  Activo  Total  de  las  empresas  que  la  conforman. 
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Los  requisitos  financieros  habilitantes  correspondientes  al  ano  2015,  para  las  empresas  registradas 
en  Colombia,  podran  acreditarse  mediante  la  informacion  que  aparezca  consignada  en  el  Registro 
Unico  de  Proponentes  (RUP)  mas  actualizado  que  se  tenga. 

6.3.  Aspectos  Tecnicos 

El  interesado  debera  relacionar  la  experiencia  minima  general  y especffica,  en  el  formato  incluido  en 
esta  Invitacion  (Formulario  2 Mdl  - FDN).  Este  formulario,  que  se  divide  en  tres  componentes 
(experiencia  general,  experiencia  especffica  tipo  A y experiencia  especffica  tipo  B)  debe  entregarse 
en  ffsico  firmado  por  el  representante  legal  y en  medio  magnetico  en  el  modelo  Excel  adjunto  a esta 
invitacion. 

La  experiencia  general  y especffica  del  interesado  podra  ser  acreditada  mediante  la  experiencia  de 
las  sociedades  que  sean  sus  matrices  o filiales,  o por  los  socios  de  estas,  o por  la  de  sociedades 
que  sean  miembros  de  la  misma  red  de  firmas  internacionales  a la  que  pertenezca  el  interesado, 
para  lo  cual  presentaran  la  documentacion  pertinente  que  demuestre  la  relacion  de  control  o de 
vinculo  societario  o de  pertenencia  a la  red  de  que  se  trate.  En  cualquiera  de  estos  casos,  el 
interesado  debera  presentar  un  diagrama  de  la  estructura  organizacional  en  el  que  se  evidencie 
detalladamente  la  relacion  existente  entre  el  interesado  y las  sociedades  cuya  experiencia  pretende 
hacer  valer  en  la  presente  invitacion,  asf  como  cualquier  documento  fidedigno  que  acredite  la 
pertenencia  a la  red. 

Como  soporte  para  los  aspectos  tecnicos  de  experiencia,  el  interesado  debera  suministrar  en  su 
manifestacion  de  interes  copias  simples  de  las  certificaciones  expedidas  por  el  contratante  o actas 
de  terminacion  o liquidacion  u otros  documentos  contractuales  en  donde  consten  los  requisitos 
solicitados.  En  caso  de  que  en  la  certificacion  no  se  discriminen  los  servicios  de  consultoria  objeto 
del  contrato,  se  podra  presentar  el  contrato  respectivo,  el  acta  final  o el  acta  de  liquidacion,  siempre 
que  se  pueda  verificar  la  informacion  requerida. 

La  experiencia  minima  que  se  solicita  se  detalla  en  los  numerales  6.3.1  y 6.3.2  del  presente 
documento.  Para  claridad  de  los  interesados,  en  el  anexo  1 se  define  el  termino  “Proyectos  de 
Infraestructura  de  Transporte”. 

6.3.1.  Experiencia  general. 


• Debera  acreditarse  experiencia  como  lider 3 en  la  realizacion  de  estudios  y disenos  de 
ingenieria  a nivel  de  factibilidad  o de  detalle,  y/o  gerencia  de  proyectos  (PMO)  y/o 
estructuracion  tecnica  en  al  menos  5 proyectos  de  Infraestructura  de  Transporte  durante 
los  ultimos  15  anos  (tomando  como  referenda  la  fecha  de  entrega  de  la  manifestacion 
de  interes,  segun  cronograma  del  proceso). 

• En  el  caso  de  acreditar  experiencia  en  estructuraciones  tecnicas,  solo  se  evaluaran  las 
que  hayan  culminado  con  la  adjudicacion  del  proyecto.  No  se  tendra  en  cuenta  la 
experiencia  en  proyectos  de  estructuracion  cuyo  proceso  de  seleccion  haya  culminado 
con  declaratoria  de  desierta. 


3 La  participacion  en  el  contrato  que  acredite  la  empresa,  debio  ser  de  minimo  del  30% 

Carrera  7 N.°  71  - 52  • Torre  B - Piso  6 • Bogota  D.C.  - Colombia 
Tel.:  (57  1)  326  4999  • Fax:  (57 1)  312  2161 
Entidad  vinculada  al  Ministerio  de  Hacienda  y CrSdito  Publico. 


S.FDN 

• La  experiencia  en  estructuracion  privada  de  APP  se  acreditara  con  el  documento  que  le 
de  viabilidad  en  etapa  de  factibilidad. 

• En  el  caso  de  manifestaciones  de  interes  presentadas  bajo  la  intencion  de  conformar 
una  estructura  plural,  el  numero  de  proyectos  de  infraestructura  de  transpose  solicitados 
como  requisite  de  experiencia  general  podran  ser  acreditados  entre  los  diversos 
integrantes  del  interesado. 


6.3.2.  Experiencia  Especifica. 


Se  requiere  acreditar  una  experiencia  especifica  en  los  ultimos  15  anos  (tomando  como 
referenda  la  fecha  de  entrega  de  la  manifestacion  de  interes,  segun  cronograma  del 
proceso),  en  Consultorfa  y/o  Estructuracion  Tecnica  de  proyectos  de  infraestructura  de 
transpose  urbano,  asi: 

A)  Debera  acreditarse  experiencia  como  lider  4 en  estudios  y disenos  de  proyectos  de 
infraestructura  de  transpose  urbano  realizados  y terminados,  a nivel  de  factibilidad  o 
ingenierfa  de  detalle  en  mfnimo  cuatro  (4)  proyectos,  que  siendo  diferentes  a los  presentados 
para  acreditar  la  experiencia  general,  cumplan  con  las  siguientes  condiciones: 

1 . Dos  (2)  de  los  contratos  deben  corresponder  a proyectos  de  infraestructura  para 
metros  pesados,  que  incluyan,  cada  uno,  al  menos  10  km  de  viaducto  disenados. 

Ambos  contratos  a acreditar  en  este  caso  deben  corresponder  a proyectos  donde  el 
interesado  haya  desarrollado  actividades  de  estudios  y disenos  que  comprendan  los 
siguientes  componentes:  Trazado,  infraestructura  (viaducto  y estaciones),  redes  de 
servicios  publicos,  sistemas  electromecanicos  (suministro  electrico, 
comunicaciones,  superestructura  de  via,  senalizacion  y control  de  trenes),  diseno  de 
patios  y talleres,  Puesto  central  de  control,  diseno  del  material  rodante  principal  y 
auxiliar  y estudios  socio  ambientales. 

2.  Los  dos  (2)  contratos  restantes  deben  corresponder  a proyectos  de  infraestructura 
para  un  sistema  de  transpose  publico  masivo  tipo  BRT  que  tengan,  cada  uno,  una 
iongitud  disenada  minima  de  1 0 km. 

Los  contratos  a acreditar  en  este  caso  deben  corresponder  a proyectos  donde  el 
interesado  haya  desarrollado  actividades  de  estudios  y disenos  que  comprendan  los 
siguientes  componentes:  Trazado,  diseno  de  pavimentos,  redes  de  servicios 
publicos,  diseno  de  espacio  publico  y estudios  ambientales. 


B)  Debera  acreditarse  experiencia  especifica  en  (3)  contratos  como  Estructurador  Tecnico 
de  proyectos  de  infraestructura  de  transpose  ferroviaria  urbana  realizados  y terminados  que, 


4 La  participation  en  el  contrato  que  acredite  la  empresa,  debio  ser  de  mini  mo  del  30% 
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siendo  diferentes  a los  presentados  para  acreditar  la  experiencia  general,  cumplan  con  las 
siguientes  condiciones: 

1 . Las  actividades  como  Estructurador  Tecnico  debieron  tener  como  finalidad  principal 
adelantar  los  procesos  de  licitacion  para  la  construccion  y el  suministro  de  sistemas 
ferroviarios  y material  rodante  y debieron  incluir,  de  las  siguientes  fases,  al  menos  la 
segunda  (ii)  de  ellas: 

(i)  Debida  Diligencia  del  diseno  de  la  transaccion  y estructu radon. 

(ii)  Estructuracion  tecnica  de  proyectos  de  infraestructura  de  transpose 
ferroviaria  urbana  que  tenga  como  finalidad  la  construccion  de  los 
documentos  para  adelantar  los  procesos  de  licitaciones  (bases  o pliegos, 
minutas  de  contratos). 

(iii)  Proceso  de  Promocion  y Licitacion. 

2.  La  suma  de  los  CAPEX  de  los  proyectos  asociados  a los  tres  (3)  contratos  a 
acreditar,  deben  ser  iguales  o superiores  a US$  2.500.000.000  (dos  mil  quinientos 
millones  de  dolares  de  los  Estados  unidos  de  America)  actualizados  a julio  30  de 
2016,  de  los  cuales  al  menos  uno  de  los  contratos  debe  corresponder  a un  proyecto 
con  CAPEX  superior  a US$1 .500.000.000  (Mil  quinientos  millones  de  dolares  de  los 
Estados  Unidos  de  America)  actualizado  a julio  30  de  201 6. 

Los  valores  de  los  CAPEX  de  los  proyectos  asociados  a los  tres  (3)  contratos  a 
acreditar  se  actualizaran  segun  se  indica  a continuacion: 

a)  Para  los  proyectos  realizados  en  Colombia,  el  CAPEX  se  actualizara  a partir  de 
la  fecha  de  la  estimacion  en  su  fase  de  estructuracion  integral  hasta  el  ano  201 6, 
utilizando  el  Salario  Mmirno  Mensual  Legal  Vigente  (SMMLV)  de  cada  ano. 
Luego  este  valor  debe  convertirse  a USD$  con  la  tasa  de  cambio  oficial  USD$  - 
COP  del  30  de  julio  de  201 6. 

b)  Para  los  proyectos  realizados  en  el  extranjero: 

i.  Se  aplicara  la  Tasa  de  Cambio  Moneda  Extranjera  - USD$ 
correspondiente  a la  fecha  (dfa-mes-ano)  de  la  estimacion  del  CAPEX 
en  la  fase  de  estructuracion  del  Proyecto  respectivo.  La  fuente  de  las 
tasas  de  cambio  es  la  publicada  en  el  portal  web  del  Banco  de  la 
Republica  (www.banrep.gov.co) 

ii.  Al  resultado  obtenido  en  el  numeral  i se  le  aplicara  la  tasa  de  cambio 
USD$  - COP  correspondiente  a la  fecha  (dia-mes-ano)  de  la  estimacion 
del  CAPEX  en  la  fase  de  estructuracion  del  Proyecto  respectivo.  La 
fuente  de  la  tasa  de  cambio  sera  la  publicada  en  el  portal  del  Banco  de 
la  Republica  (www.banrep.qov.co). 

iii.  El  valor  obtenido  en  el  numeral  ii  se  actualizara  a partir  de  la  fecha  de  la 
estimacion  del  CAPEX  en  la  fase  de  estructuracion  del  Proyecto 
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respectivo,  hasta  el  ano  2016,  utilizando  el  Salario  Mmimo  Mensual 
Legal  Vigente  (SMMLV)  de  cada  ano. 

iv.  En  este  sentido,  el  valor  del  proyecto  inicial  convertido  a Pesos 
Colombianos  COP  con  las  tasas  oficiales  debe  ser  trafdo  a valor 
presente  con  el  Salario  Mmimo  Mensual  Legal  Vigente  (SMMLV)  de 
Colombia  a 201 6.  Luego  este  valor  debe  convertirse  a USD$  con  la  tasa 
de  cambio  oficial  USD$  - COP  del  30  de  julio  de  201 6. 

Para  los  proyectos  que  se  presupuestaron  en  USD  $,  se  aplicaran  los 
procedimientos  establecidos  en  los  literales  b)  ii  y b)  iii. 


Respecto  a la  experiencia  especifica  se  indica: 

• La  experiencia  especifica  acreditada  en  el  literal  A)  puede  utilizase  para  acreditar  la 
experiencia  especifica  del  literal  B),  siempre  y cuando  se  cumplan  con  los  requisitos  de 
cada  literal. 

• Son  validos  para  acreditar  esta  experiencia  especifica,  aquellos  contratos  suscritos  con 
entidades  publicas  o privadas,  incluyendo  contratos  de  diseno  suscritos  con  contratistas 
de  obra  y desarrolladores  de  proyectos  APP. 

• En  el  caso  de  manifestaciones  de  interes  presentadas  bajo  la  intencion  de  conformar 
una  estructura  plural,  el  numero  de  proyectos  de  infraestructura  de  transporte  solicitados 
como  requisito  de  experiencia  especifica  podran  ser  acreditados  entre  los  diversos 
integrantes  del  interesado. 


6.4.  Conformacion  lista  corta 

Con  quienes  cumplan  los  requisitos  mfnimos  habilitantes  se  conformara  una  Lista  Corta  de  seis  (6) 
interesados.  Cuando  el  numero  de  interesados  que  cumplan  los  requisitos  mfnimos  habilitantes 
exceda  de  seis  (6),  la  FDN  podra  optar  por  realizar  o no  un  sorteo  para  conformar  la  lista  corta  de 
hasta  seis  (6)  miembros,  o incorporarlos  a todos  sin  aplicar  ese  Ifmite.  De  escoger  realizar  el  sorteo, 
se  convocara  a los  interesados  para  que  puedan  presenciar  su  realizacion. 

La  FDN  podra  igualmente  decidir  la  conformacion  de  una  Lista  Corta  con  menos  de  seis  (6) 
interesados,  inclusive  por  un  (1 ) solo  interesado,  siempre  que  asf  lo  considere  conveniente  y siempre 
que  los  interesados  que  integren  la  Lista  Corta  cumplan  con  los  requisitos  mfnimos  habilitantes. 

La  conformacion  de  la  Lista  Corta  no  obliga  a la  FDN  a abrir  el  concurso  de  meritos  para  la 
“Estructuracion  tecnica  del  Tramo  1 de  la  Primera  Lfnea  del  Metro  de  Bogota  - PLMB”. 

7.  Varios 

7.1.  Documentos  subsanables 

Sera  subsanable  todo  soporte  para  acreditar  los  requisitos  mfnimos  habilitantes  para  hacer  parte  de 
la  lista  corta,  hasta  la  fecha  final  de  la  verificacion  de  los  requisitos  habilitantes  mfnimos  y tiempo 
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para  subsanar  aclaraciones  indicado  en  el  cronograma  del  proceso,  siempre  que  se  trate  de 
requisites  que  el  interesado  cumplia  al  momento  de  cierre  de  la  presente  invitacion. 

7.2.  Documentos  otorgados  en  el  exterior 

Todos  los  documentos  otorgados  o expedidos  en  el  exterior  en  idioma  diferente  al  Castellano,  podran 
presentarse  con  una  traduccion  simple.  En  el  evento  en  que  el  interesado  resulte  adjudicatario  del 
concurso  de  meritos,  debera  proceder  a presentarlos  legalizados  o apostillados  en  cumplimiento  de 
las  normas  vigentes  sobre  la  materia  como  requisito  para  la  suscripcion  del  contrato. 

7.3.  Presentacion  de  la  manifestacion  de  interes  como  estructura  plural 

En  caso  de  que  la  manifestacion  de  interes  sea  presentada  bajo  la  figura  de  Uniones  Temporales  o 
Consorcios,  se  entendera  que  sus  integrantes  aceptan  su  responsabilidad  solidaria  por  el 
cumplimiento  del  objeto  contratado.  Los  integrantes  de  la  estructura  plural  deberan  diligenciar  el 
Formulario  3 Mdl  - FDN  adjunto  a este  documento. 

Cada  uno  de  los  integrantes  del  consorcio  o la  union  temporal  debera  tener  una  participacion  minima 
del  30%. 

Una  vez  conformada  la  lista  corta  (interesados  precalificados),  pueden  conformarse  estructuras 
plurales  entre  los  miembros  de  la  lista  que  hayan  sido  incluidos  a titulo  individual.  Quienes  hayan 
sido  incluidos  en  la  lista  corta  como  parte  de  uniones  temporales  o consorcio,  no  podran  presentarse 
individualmente,  ni  hacer  parte  de  otras  uniones  temporales  o consorcios.  No  podran  participar  en  el 
concurso  de  meritos  aquellos  interesados  que  no  hagan  parte  de  la  lista  corta  ni  personas  que  no 
hayan  participado  en  este  proceso. 

No  podra  haber  cesiones  de  la  participacion  de  los  integrantes  del  consorcio  o la  union  temporal,  ni 
modificaciones  a su  documento  de  constitucion,  sin  autorizacion  escrita  de  la  FDN. 

7.4.  Inhabilidades 

La  firma  que  sea  contratada  por  la  FDN  para  la  estructuracion  tecnica  a que  se  refiere  la  presente 
manifestacion  de  interes,  asi  como  su  matriz  o sus  filiales,  no  podra  hacer  parte,  ni  como  asociado, 
ni  como  asesor,  de  empresas  que  participen  en  la(s)  licitacion(es)  para  la  construccion,  operacion  y 
mantenimiento  de  la  Primera  Linea  del  Metro  para  Bogota  - PLMB,  ni  tampoco  podra  ser  contratada 
por  el  contratista  seleccionado,  en  materias  relacionadas  con  la  ejecucion  de  tales  contratos  por  el 
tiempo  de  duracion  de  los  mismos  y hasta  su  liquidacion. 

Asi  mismo  la  firma  que  sea  contratada  por  la  FDN  para  la  estructuracion  tecnica  a que  se  refiere  la 
presente  manifestacion  de  interes,  no  podra  hacer  parte,  ni  como  asociado,  ni  como  asesor,  de 
empresas  que  participen  en  el  concurso  para  la  construccion,  operacion  y mantenimiento  de  la 
Primera  Linea  del  Metro  para  Bogota  - PLMB,  ni  tampoco  podra  ser  contratada  por  el  interventor 
seleccionado,  en  materias  relacionadas  con  la  ejecucion  de  tales  contratos  por  el  tiempo  de  duracion 
de  los  mismos  y hasta  su  liquidacion. 

No  existira  inhabilidad  para  participar  en  la  Gerencia  del  Proyecto,  que  esta  previsto  contratar  para 
asistir  tecnicamente  al  contratante  de  las  obras,  durante  el  periodo  de  ejecucion. 

Las  inhabilidades  sobrevinientes  que  afecten  a los  integrantes  de  consorcios  o uniones  temporales 
deberan  ser  informadas  por  escrito  al  contratante  dentro  de  los  cinco  (5)  dias  siguientes  al  hecho 
que  les  dio  lugar. 
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8.  Causales  de  rechazo 

Se  consideraran  causales  de  rechazo  de  las  manifestaciones  presentadas  las  siguientes: 

• Cuando  el  interesado  se  halle  incurso  en  alguna  de  las  causales  de  inhabilidad  e 
incompatibilidad  para  contratar. 

• Cuando  la  manifestacion  de  interes  sea  presentada  por  personas  juridicamente  incapaces 
para  obligarse  o que  no  cumplan  todas  las  calidades  y condiciones  de  participacion  indicadas 
en  la  Invitacion. 

• Cuando  el  interesado  una  vez  requerido  por  la  FDN  para  efectuar  las  aclaraciones  o 
explicaciones  de  los  documentos  de  la  manifestacion,  no  cumpla  con  lo  solicitado  dentro  del 
plazo  fijado  en  el  requerimiento. 

• Cuando  se  compruebe  confabulacion  entre  los  interesados  que  altere  la  aplicacion  del 
principio  de  seleccion  objetiva. 

• Cuando  la  FDN  determine  que  el  interesado  presento  informacion  o documentacion 
inconsistente  en  la  manifestacion  que  no  pueda  ser  corroborada. 

• Cuando  la  manifestacion  de  interes  y la  documentacion  exigida  sea  presentada  de  manera 
extemporanea. 

• Cuando  el  interesado  o alguno  de  los  miembros  del  equipo  que  coadyuvara  al  desarrollo  del 
objeto  contractual  de  la  Estructuracion  Tecnica,  se  encuentre  registrado  en  las  listas 
clasificadas  del  sistema  SARLAFT. 

• Las  demas  establecidas  dentro  de  los  terminos  de  esta  invitacion. 

Al  interesado  que  incurra  en  cualquiera  de  las  causales  de  rechazo  enunciadas,  la  FDN  le  informara 
por  escrito  de  esta  situacion,  le  devolvera  la  manifestacion  de  interes  presentada  y dejara  constancia 
en  el  acta  de  revision  de  las  manifestaciones. 


9.  Formularios  Anexos. 

9.1  Formulario  1 Mdl  - FDN:  Carta  de  presentation  Manifestacion  de  Interes. 

9.2  Formulario  2 Mdl  - FDN:  Experiencia  de  la  Empresa.  (Ver  archivo  en  Excel  - Consta  de  tres 
formatos:  Uno  para  experiencia  general  y dos  para  experiencia  especffica  tipo  A y tipo  B) 

9.3  Formulario  3 Mdl  - FDN:  Modelo  de  carta  de  conformacion  de  estructura  plural. 

9.4  Anexo  1 : Definicion  de  proyectos  de  infraestructura  de  transporte. 
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Formulario  1 Mdl  - FDN:  Carta  de  presentacion  Manifestacion  de  Interes 


[Lugar,  fecha] 

Senores 

FINANCIERA  DE  DESARROLLO  NACIONAL  S.  A.  - FDN 

Bogota  D.  C. 

Asunto:  Manifestacion  de  Interes  No  01  de  2016.  ESTRUCTURACION  TECNICA  DEL  TRAMO  1 
DE  LA  PRIMERA  LINEA  DEL  METRO  DE  BOGOTA 


Respetados  senores: 


El  suscrito, , mayor  de  edad,  domiciliado 

en  , con  Cedula  de  Ciudadania  No.  

expedida  en , en  mi  condicion  de  Representante  Legal  de  la  firma  (o 

Consorcio  o Union  Temporal) y en  atencion  al  proceso  de  la 

referenda,  manifiesto  nuestro  interes  en  precalificar  para  ser  incluidos  en  la  lista  corta  de  interesados 
y solicito  para  tal  efecto,  sean  verificados  los  documentos  habilitantes  presentados. 


Asf  mismo  declaro  que: 

Conozco  los  terminos  de  la  invitacion  a precalificar,  todos  los  requisitos  en  ella  establecida  y todos 
los  documentos  relacionados  con  el  proceso,  los  cuales  acepto  en  todas  y cada  una  de  sus  partes, 
y renuncio  a cualquier  reclamacion  por  ignorancia  o erronea  interpretacion  de  estos  documentos. 

En  caso  de  resultar  seleccionado  como  integrante  de  la  lista  corta  de  interesados  precalificados,  me 
obligo  a presentar  la  manifestacion  de  interes  de  acuerdo  con  los  terminos  de  referenda. 

La  firma  que  represento,  sus  directivos  y el  equipo  de  trabajo  con  que  se  ejecutaran  los  servicios,  no 
se  encuentran  incursos  en  conflicto  de  intereses. 

Ninguna  persona  o entidad  distinta  de  las  aquf  nombradas,  tiene  interes  en  la  presente  invitacion, 
por  consiguiente  solo  compromete  a los  firmantes. 

Manifiesto  que  no  existe  respecto  del  interesado,  sus  asociados  o su  Representante  Legal, 
incapacidades  o causales  de  inhabilidad  o de  incompatibilidad  alguna  que,  de  acuerdo  con  las 
normas  vigentes,  pudiera  impedir  o viciar  la  presentacion  de  nuestra  manifestacion  de  interes  y,  en 
caso  de  conformar  la  lista  corta,  la  presentacion  de  la  oferta  o la  celebracion  del  contrato  que  pudiera 
resultar  de  la  eventual  adjudicacion,  ni  conflicto  de  interes  que  pueda  afectar  el  normal  desarrollo  del 
contrato  a celebrarse.  Esta  afirmacion  la  hago  bajo  la  gravedad  del  juramento. 

Para  todos  los  efectos  informo  a ustedes  que  la  direccion  a la  cual  nos  pueden  enviar 
correspondencia  relacionada  con  el  presente  concurso,  es  la  siguiente: 


Atentamente, 
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Nombre  del  interesado:  [indicar  nombre  completo  del  interesado] 

NIT : [xxxx] 

Nombre  y cargo  del  signatario:  [indicar  nombre  y cargo] 

Firma  autorizada:  [firma  del  representante  legal  autorizado] 

Cedula  de  ciudadanfa:  [xxxx] 

Direccion:  [indicar  direccion  y ciudad] 

Telefono  y fax:  [indicar  numero  e indicativo  de  larga  distancia] 

(Adjuntar  copia  del  documento  de  identificacion  del  representante  legal  del  interesado) 
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Formulario  3 Mdl  - FDN:  Modelo  de  carta  de  conformacion  de  la  estructura  plural. 


[Ciudad,  Fecha] 


Senores 

FINANCIERA  DE  DESARROLLO  NACIONAL  S.A  - FDN 

Bogota  D.C. 


Referenda:  Manifestacion  de  Interes  No  01  de  2016.  ESTRUCTURACION  TECNICA  DEL 
TRAMO  1 DE  LA  PRIMERA  LINEA  DEL  METRO  DE  BOGOTA. 


Los  suscritos: , (nombre  del  representante  legal)  y 

, (nombre  del  representante  legal),  debidamente  autorizados  para 

actuar  en  nombre  y representacion  de (nombre  o razon  social  del  integrante)  y 

(nombre  o razon  social  del  integrante)  respectivamente, 

manifestamos  por  este  documento  que  hemos  decidido  de  asociarnos  en 

(consorcio  o Union  temporal),  para  presentar  la  manifestacion  de  interes  para  desarrollar  el  contrato 
cuyo  es:  “ESTRUCTURACION  TECNICA  DEL  TRAMO  1 DE  LA  PRIMERA  LINEA  DEL  METRO  DE 
BOGOTA”,  y por  lo  tanto  expresamos  lo  siguiente: 


1 . La  estructura  plural  esta  integrada  por: 


NOMBRE 


PARTICIPACION  (%) 


(Nota:  Si  se  trata  de  Union  Temporal,  debera  especificarse  adicionalmente  las  actividades  a cargo 
de  cada  integrante). 


2.  La  responsabilidad  de  los  integrantes  es  solidaria  e ilimitada. 
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3.  El  representante  de  la  estructura  plural  es  (indicar  el 

nombre),  identificado  con  cedula  de  ciudadania  (o  pasaporte  de  tratarse  de  ciudadanos 

extranjeros)  No. de , quien  esta  expresamente 

facultado  para  firmar,  presentar  la  informacion,  firmar  el  contrato  resultante  en  caso  de  ser 
favorecidos  con  la  adjudicacion  y tomar  las  decisiones  con  amplias  y suficientes  facultades. 


4.  La  duracion  de  la  estructura  plural  es  por anos 

5.  La  sede  de  la  estructura  plural  es: 


Direccion: 

Telefono: 

Fax: 

Correo  electronico: 
Ciudad: 


En  constancia,  se  firma  en 


de  2016. 


a los 


dfas  del  mes  de 


(Nombre  y firma  del  representante  legal  de  cada  uno  de  los  integrantes) 


(Nombre  y firma  del  representante  de  la  estructura  plural) 

(Nota:  El  formato  senalado  en  este  modelo  de  carta  no  es  obligators,  no  obstante  la  carta  que 
entregue  el  interesado  debe  garantizar  que  se  incluyen  como  rmnimo  los  aspectos  especificados  en 
este  modelo). 
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Anexo  1 : Definicion  de  proyectos  de  infraestructura  de  transporte 


Se  entienden  por  “Proyectos  de  Infraestructura  de  Transporte”  lo  especificado  en  el  artlculo  4 de  la 
ley  1 682  de  201 2,  en  la  cual  se  define  que  la  infraestructura  de  transporte  esta  integrada,  entre  otros 
por: 

1.  La  red  vial  de  transporte  terrestre  automotor  con  sus  zonas  de  exclusion  o fajas  de  retiro 
obligatorio,  instalaciones  operativas  como  estaciones  de  pesaje,  centros  de  control  de 
operaciones,  estaciones  de  peaje,  areas  de  servicio  y atencion,  facilidades  y su  senalizacion,  entre 
otras. 

2.  Los  puentes  construidos  sobre  los  accesos  viales  en  Zonas  de  Frontera. 

3.  Los  viaductos,  tuneles,  puentes  y accesos  de  las  vfas  terrestres  y a terminales  portuarios  y 
aeroportuarios. 

4.  Los  rfos,  mares,  canales  de  aguas  navegables  y los  demas  bienes  de  uso  publico  asociados  a 
estos,  asf  como  los  elementos  de  senalizacion  como  faros,  boyas  y otros  elementos  para  la 
facilitacion  y seguridad  del  transporte  maritimo  y fluvial  y sistemas  de  apoyo  y control  de  trafico,  sin 
perjuicio  de  su  connotacion  como  elementos  de  la  soberanfa  y seguridad  del  Estado. 

5.  Los  puertos  marftimos  y fluviales  y sus  vfas  y canales  de  acceso.  La  infraestructura  portuaria, 
marftima  y fluvial  comprende  las  radas,  fondeaderos,  canales  de  acceso,  zonas  de  maniobra,  zonas 
de  proteccion  ambiental  y/o  explotacion  comercial,  los  muelles,  espigones  diques  direccionales, 
diques  de  contraccion  y otras  obras  que  permitan  el  mantenimiento  de  un  canal  de  navegacion, 
estructuras  de  proteccion  de  orillas  y las  tierras  en  las  que  se  encuentran  construidas  dichas  obras. 

6.  Las  Ifneas  ferreas  y la  infraestructura  para  el  control  del  transito,  las  estaciones  ferreas,  la 
senalizacion  y sus  zonas  de  exclusion  o fajas  de  retiro  obligatorio. 

7.  La  infraestructura  logfstica  especializada  que  contempla  los  nodos  de  abastecimiento  mayorista, 
centros  de  transporte  terrestre,  areas  logfsticas  de  distribucion,  centros  de  carga  aerea,  zonas  de 
actividades  logfsticas  portuarias,  puertos  secos  y zonas  logfsticas  multimodales. 

8.  La  infraestructura  aeronautica  y aeroportuaria  destinada  a facilitar  y hacer  posible  la  navegacion 
aerea. 

9.  Los  Sistemas  de  Transporte  por  Cable:  teleferico,  cable  aereo,  cable  remolcador  y funicular, 
construidos  en  el  espacio  publico  y/o  con  destinacion  al  transporte  de  carga  o pasajeros. 

10.  La  infraestructura  urbana  que  soporta  sistemas  de  transporte  publico,  sistemas  integrados  de 
transporte  masivo,  sistemas  estrategicos  de  transporte  publico  y sistemas  integrados  de  transporte 
publico;  el  espacio  publico  que  lo  conforman  andenes,  separadores,  zonas  verdes,  areas  de  control 
ambiental,  areas  de  parqueo  ocasional,  asf  como  ciclorrutas,  paraderos,  terminales,  estaciones  y 
plataformas  tecnologicas. 

1 1 . Redes  de  sistemas  inteligentes  de  transporte. 
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